L. s. 1852/1892. 


Aleg. 205. 


Spra wozdanie 


komisyi gospodarstwa krajowego z przedłożenia Wydziału krajowego 
o obwałowaniu lewego brzegu Dunajca. 


Wysoki Sejmie! 


W obec zamierzonego wraz z regulacyą rzeki Biały obwałowania prawego brzegu Dunajca, 
komisya gospodarstwa krajowego, przedstawiając Wysokiemu Sejmowi sprawozdanie swe z przed- 
łożenia Wydziału krajowego o obwałowanin lewego brzegu Dunajca, odwołuje się na wyrażoną 
już w roku 1889 w tej sprawie opinię swą w sprawozdaniu o petycyi gminy Głów, które Wysoki 
Sejm uchwałą z dnia 26. listopada 1689 r. L. s. 951 przekazał Wydziałowi krajowemu do za- 
łatwienia. 

W sprawozdaniu tem, po przedstawieniu smutnego położenia, w jakiem znajdują się wobec 
wylewów Dunajca gminy położone na lewym jego brzegu, komisya gospodarstwa krajowego 
uznała: „że należy równocześnie z obwałowaniem prawego brzegu Dunajca, przygotować projekt 
obwałowania jego lewego brzegu*, gdyż po uregulowaniu rzeki Biały i zupełnem obwarowaniu 
prawego brzegu Dunajca wałami, bez równoczosnego obwałowania lewego brzegu, musiałyby 
niewątpliwie pogorszyć się i tak smutne stosunki na tym brzegu. 

Wydział krajowy w wykonaniu wymienionego wyżej polecenia Wysokiego Sejmu, przy- 
spieszył zdjęcia i wypracowanie odnośnego projektu technicznego. 

Projekt ten sporządzony przez krajowe biuro melioracyjne obejmuje część lewego wału 
Dunajca od granicy Biskupie radłowskich t. j. od miejsca, dokąd sięga wał wybudowany z fun- 
duszu regulacyi Kisieliny, do nasypu kolejowego w Bogumiłowicach. 

Długość projektowanego wału wynosi 14,300 m. 

Trasą wału jest prowadzona ile możności wysokim brzegiem, zawsze jednak w ten sposób, 
ażeby minimalny odstęp od wału prawego wynosił przynajmniej 500 m, który to odstęp według 
szezegółowych obliczeń podanych w sprawozdaniu technicznem powinien wystarczyć do przepro- 
wadzenia między wałami wielkich wód Dunajca. 

W projektowanych robotach interesowanych jest 8 gminy powiatu Brzeskiego i 9 gmin 
powiatn Tarnowskiego, razem 12 gmin i obszarów dworskich o łącznej powierzchni zalewanej 
4.790 morgów. 

Grunta te, których prawie */, ezęść stanowią łąki, należą jako namuliska rzeczne do naj- 
urodzajniejszych w naszym kraju. To też bardzo znaczne są straty, jakich doznają właściciele 
tych gruntów w skutek częstych wylewów Dunajca. 

I tak jednorazowy wylew Dunajca, podezas powodzi w r. 1884, wyrządził według urzędo- 
wych wykazów na obszarze 5.266 morgów szkodę na 126.543 zł. t.j. przeszło 38 zł. na morgu. 

Ponieważ zaś przeciętny koszt ochrony jednego morga wynosi 29 zł. 23 et., przeto komisya 
gospodarstwa krajowego podziela zapatrywanie Wydziału krajowego co do rentowności, doniosłości 


i znaczenia ekonomicznego tego przedsiębiorstwa, a uważa je za konieczne wobec obwałowania 
prawego brzegu Doanajca. 

Również i z proponowanym przez Wydział krajowy sposobem rozkładu kosztów, zgadza się 
komisya gospodarstwa krajowego w zupełności, a mianowicie, ażeby obwałowanie lewego brzegu 
Dunajca wykonane zostało jako przedsiębiorstwo krajowe t. j. przy 40*%/wym zasiłku krajo, 
a 30%0wym udziale państwowego funduszu melioracyjnego i stron interesowanych. W skutek 
czego wynosić będzie całkowity datek kraju 56.000 zł., zaś datek państwa i stron interesowanych 
po 42.000 zł, który obciąży jeden morg gruntu kwota, 8 zł, 77 et. a. w. 

Wrzeszcie i przeciw rozłożenin bndowy na lat cztery, jak proponnje Wydział krajowy, ko- 
misya gospodarstwa krajowego nie ma nie do zarzucenia. 

Ze względu jednak jak to jaż Wydział krajowy w sprawozdaniu swem zauważa, że wyko- 
nanie w mowie będącej melioracyi zależnem jest od postępu budowy prawego wału Dunajca; 
ponieważ następnie budowa lewego wału nie może być wcześniej rozpoczęta, aż prawy brzeg 
Dunajca od Niedowie w dół do Gorzyce nie zostanie wałem ochroniony; komisya gospodarstwa 
krajowego nie przedstawia bliższego ocenienia zamierzonych robót, zaznacza jednak, że wypra- 
cowane przez biuro melioracyjne plany i kosztorysy, uwzględniające, tak w kierunku techni- 
cznym, jak fiinansowym, wszystkie warunki, które do rentowności, taniości i dobroci projekto- 
wanego przedsiębiorstwa przyczynić się mogą, są wszechstronnie obmyślane i zostały reskryptem 
Wysokiego Ministerstwa rolnictwa z dnia 27. stycznia 1892 L 20307/2985 zatwierdzone i uznane 
za odpowiednie pod każdym względem. 

Komisya gospodarstwa krajowego ogranicza się też do przedstawienia następującego 
wnioskn: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić : 


Sprawozdanie Wydziałn krajowego o obwałowaniu lewego brzegu Dunajca zwraca się Wy- 
działowi krajowemu celem wznowienia sprawy w czasie, kiedy ze względn na postęp budowy 
przy obwałowaniu prawego brzegu Dunajca okaże się rozpoczęcie obwałowania lewego brzegu 
koniecznem. 


Lwów dnie 31. marca 1892 r. 


Przewodniczący : 


Sapieha w. r. 


Sprawozdawca : 


Gorayski w. r. 


